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(Ordinario N? 138/2020, 
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“Restauración Iglesia Virgen de la 
Asunción de Ticnámar”. 
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ARICA, 1 6 DIC 2020 


DE : JEFE DE DIVISIÓN PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL. 
HUMBERTO SAAVEDRA SANCHEZ. 
GOBIERNO REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA. 


FUNDACIÓN ALTIPLANO “MONSEÑOR SALAS VALDEZ”. 
RUT: 65.409.520-5 
CRISTIAN HEINSEN PLANELLA (REP. LEGAL) 


> 


Junto con saludarlo y por intermedio del presente, comunico que con fecha 25/11/2020, se ha recibido 
la Décima Rendición de Cuentas financiera correspondiente al mes de SEPTIEMBRE del 2020, por medio del 
Ordinario N* 138/2020, correspondiente al proyecto “Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de 
Ticnámar”. Código BIP: 40003075-0, S alle: 


ES SETALLE DE RENDICIÓN RE En 
Fecha Próxima Rendición: 22/10/2020 
Rendidas: 10/12 Por Rendir : 2 
RENDICIÓN APROBADO 

RENDICIÓN DE CUENTA DEL PERÍODO (Ítems): MES DE otro OBSERVACIONES SALDO 

7] _ SEPTIEMBRE FINANCIERAS | 
1) Trabajos Previos. $ o. 
2) Cimbrado y Apuntalamiento. S 2.439.500 $ 0.- $ O.- | No Aplica. $ 2.691. 
3) Implementación Plan Manejo y Arqueológico. $ 0.- $ O.- | No Aplica. $ 17.708.067. | 
4) Desarmes $ 8.529.832, | 
5) Consolidación de Funciones $ 9.282.000 5 B O. |NoAplica. | $ 8.909.054 
6) Con, Y Restructuración Arcos, Muros y Contrafuertes. $ 40.070.418 $ 23.925.366. | 
7) Restitución de la Techumbre del Templo. $ 63.424.052. | 
8) Intervención en la Torre-Campanario. $ 21.338.336 $ 10.920.057. 
9) Terminaciones. $ 65.687.286 $ 63.864.020 
10) Instalación e Iluminación Conjunto Religioso. $ 13.804.000 $ 13.801.000. 
11) Obras Exteriores. : $ 12.879.866. 
12) Restauración de Bienes Culturales $ 42.305.769. 
13) Obras Complementarias. [ Gtos. Observados. | $0 | 
14) Personal Administrativo para la Restauración. 
15) Gastos Generales. Gtos. Observados. [$ 102.254.704. | 
16) Responsabilidad Ejecución 10%. s 57.788.414  |5 0.- $ o- [No Aplica | $57.788.414. | 
17) Permiso Municipal (1% Intervención del Templo). E sms Js o] s o- [moapii [$ 30] 

[Searasi.aoo [$ 38398.288.- | $ 14.341059- |NoAplica- ____ | $469.701,306. 


OBSERVACIONES FINANCIERAS Y TECNICAS: En referencia a la información presentada por parte de Fundación Altiplano, referente a la Rendición de Cuentas 
Financiera correspondiente al periodo Septiembre del 2020, relacionada con el Ordinario N” 138/2020 del 25/11/2020. Con respecto al Íftem “Trabajos Previos” y su; 
Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020. Mencionar que se aprueba casi la totalidad de los gastos presentados, esto considerando la asignación 
presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manazanares, la cual se aprueba de manera parcial, quedan observados 
todos los gastos presentados a continuación, esto por falta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa ta mayoría de los Gastos presentados por 
Falta de Asignación Presupuestaria en el Ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se 
realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloria, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los Ítems del Proyecto, En referencia al 
Ítem “Cimbrado y Apuntalamiento” y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N" 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos 
durante este periodo. En referencia al Ítem “Implementación del Plan de Manejo Arqueológico” y su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 
N" 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al Ítem "Desarmes” y su Rendición referente al mes de Septiembre 
del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Sub-Ítem Recursos 
Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N* 9767. En referencia al Ítem “Consolidación 
de Fundaciones” y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho 
periodo. En referencia al Ítem “Reestructuración Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes” y su Rendición de cuentas referente al mes de 
Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al Ítem “Restitución de la Techumbre del Templo” 
y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N" 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. 
En referencia al Ítem “Intervención en la Torre - Campanario” y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N" 138/2020), 
mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al tem “Terminaciones” y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 
(Ordinario N* 138/2020), mencionar que no $e presenta gastos durante este periodo. En referencia al Ítem “instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso” y su 

Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En relácana | 


R-0139 


al ltem “Obras Exteriores” y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este 

periodo. En referencia al Ítem “Restauración de Bienes Culturales” y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), menciona que 
e se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-Ítems Recursos Humanos y Conservación de Imaginería, esto con 
fundamento en el Ordinario N* 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la 
Asunción de Ticnámar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N* 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N* 38/2020, relacionado 
con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto “Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar. Código BIP: 40003075-0. En 
referencia al Íltem “Obras Complementarias” y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la 
asignación disponible de la totalidad de todos los gastos presentados, los cuales guardan relación con los Sub-Ítem “Recursos Humanos” y “Construcción Instalación 
Sobrecubierta Temporal Rollizo y Zinc”. Esto con fundamento en el Ordinario N* 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de 
cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N” 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: 
Respuesta Ordinario N* 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. Iglesia Virgen de la 
Asunción de Ticnámar. Código BIP: 40003075-0. NOTA; Se observa la mayoría de los Gastos presentados por Falta de Asignación Presupuestaria en el Ítem, mientras 
NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de | 
la Contraloría, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los Ítems del Proyecto. En referencia al Ítem “Personal Administrativo para la Restauración” y su 
Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario 138/2020), debemos mencionar que se aprueban la liquidaciones de sueldo 
presentadas correspondientes a Lucia Otero, Camila Ormeño y Maricel Copa. Estos relacionadas con los Sub-Ítem Recursos Humanos y también se aprueban las 
planillas de pagos relacionadas con Leyes Sociales (AFC CHILE, SIS Y MUTUAL). En referencia al Ítem "Gastos Generales” y su Rectificación de Rendición de Cuentas 
correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinarios N'138/2020), aseverar que se aprueban casi la totalidad de los gastos presentados en el Sub-Ítem Agua, 
Luz y Gastos Oficina, Sub-Ítem Combustible y Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores. Quedan observadas las facturas N* 2473 Y N' 424, estas por estar en la 
modalidad Crédito y NO estar acreditado su pago (respecto del Sub-Ítem Agua, Luz y Gastos de Oficina). Finalmente queda observada la factura N" 32105324, 
compra sin relación con el objetivo del Sub-Ítem (respecto del Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores), En referencia al Ítem "Responsabilidad de Ejecución del 
10%” y su Rendición correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante presente 
periodo. En referencia al Ítem “Permiso Municipal - 1% de la Intervención” y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario | 
138/2020), mencionar que NO se presentan gastos durante este periodo. 


Con respecto a la Rendición Técnica del mes de Septiembre, decir que se han realizado avances respecto al Ítem “Trabajos Previos”, el Ítem “Desarmes”, en el [tem 
“Bienes Culturales”, en el Ítem “y el Ítem “Obras Complementarias”, Es importante mencionar que durante este mes ha quedado implementado el Campamento de 
Obra, lo cual facilito el poder recibir el equipo completo para ejecutar los trabajos de restauración. El equipo se reintegró el día 22 de Septiembre implementado los 
protocolos de seguridad contra COVID-19, para resguardar a salud de todos los miembros del equipo. Respecto a los avances de obra en trabajos previos se ha 
Q completado la construcción de la instalación de faena y cierres perimetrales, quedando pendiente solo la instalación eléctrica y la protección del retablo, tareas que 


se ejecutan en los primeros días de octubre. En la partida Desarme, se ha retirado los revoques exteriores del templo para poder hacer diagnostico detallado del 
estado de conservación del templo y un estimado de los adobes necesarios para la restauración del mismo. También decir que parte del Equipo que se integró el día 
22 de Septiembre fue el área de bienes culturales, considerar que las medidas de seguridad, con el fin de evitar aglomeraciones, se determinó llevarlas a cabo en los 
talleres de Fundación Altiplano en la ciudad de Arica. Con respecto a Obras Complementarias, se han iniciado los trabajos de sobrecubierta y se ha concluido la 
preparación de elementos Pre-Fabricado, la colocación en sitio de las bases de hormigón que sirven como soporte de la estructura. Finalmente aseverar que se 
realizó la carpeta de Obras de prevención de riesgos y la carpeta de Obra en prevención de riesgos COVID-19. Los avances durante el mes de Septiembre/2020, 
contempla las siguientes actividades y su nivel de avance son: Ítem Partidas de Obra: Permiso Municipal (100%), Trabajos Previos (81%), Ítem Cimbrado y 
apuntalamiento (100%), Ítem implementación del Plan de Manejo Arqueológico (36%), Ítem Desarmes (17%), Ítem Consolidación de Fundaciones (0%), Ítem 
Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes (18%), Ítem Restitución de la techumbre (0%), item Intervención en la Torre 
Campanario (13%), Ítem Terminaciones (3%), Ítem Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso (0%), ítem Obras exteriores (0%), Ítem Restauración de Bienes 
Culturales (199%) y Obras Complementarias (55%). Total avance en partidas de Obras 27%. En referencia a las actividades o Ítem de la “Escuela de Taller”, en Talleres 
Internos, NO presentan avances y en Talleres abiertos (33%) de avance en actividades. Finalmente mencionar que los avances respecto al Ítern “Entorno y 
Comunidad”, son los siguientes Protocolo de participación comunitaria (40,44%) y Comunicaciones (31.57%). 


Respecto al detalle por partidas de Obras, en Trabajos Previos (81%), se encuentra la habilitación de faena de obra que consiste en bodega, oficina de arquitectura, 

taller de bienes culturales y cierres perimetrales además de la implementación del campamento para el alojamiento de los trabajadores durante la restauración del 

templo. Este campamento cumple con la implementación de un estricto protocolo interno de ciudadanos frente al COVID -19, así disminuir de manera significativa el 

riego de contagio. Cimbrado y Apuntalamiento, presenta una partida finalizada del 100%, Implementación del Plan de Manejo Arqueológico, presenta un estado de 

avance del 36%, sin avances en el mes de Septiembre. El tem Desarmes presenta un avance 17%, los avances registrados guardan relación con los revoques de barro 

y pintura de cal en los muros exteriores del templo, estos trabajos nos permiten ir avanzando en la actualización de proyecto a nivel planimetria, asi como llevar a 

cabo un diagnóstico del estado de conservación de muros (Estructura), durante el mes de Octubre se continuará con el retiro de repellas de barro al interior del 

templo y el desarme del techo para su posterior restauración. El ítem Consolidación de Fundaciones, No presenta avances durante el mes de Septiembre. El tem 

Reestructuración, consolidación, restauración de arcos, muros y contrafuertes, presenta un avance del 18% y no presenta actividades durante este mes. El Ítem 

Restitución de la techumbre (0%), sin avances durante el mes de Septiembre. El Ítem intervención en la Torre Campanario (18%), sin avances durante el mes de 

Septiembre. El ítem Terminaciones (3%), sin avances durante el mes de Septiembre. El Ítern Instalación e Iluminación del Conjunto Religioso, Sin Avance en el mes de 

Septiembre. El Ítem Obras Exteriores, partida con 0%, ejecutada sin avance en el mes de Septiembre. Con respecto al Ítem Restauración de Bienes Culturales el cual 

presenta un avance del 19%, las actividades realizadas guardan relación con el trabajo en el taller de arte se concretó el proceso de restauración de 4 imágenes, $an 

Juan de los Corderos (Avance 64%), San Santiago Matamoros (Avance 39%) y dos Ángeles que acompañan a la virgen Candelaria (Avance 80%). La restauración de la 

imaginería presenta un avance del 29%, la restauración del altar mayor presenta avance del 10% y la restauración de la Anda presenta un avance del 25%, 

| finalmente mencionar que el avance en lo que refiere a la restauración durante el mes de Septiembre fue de un 64%. Se presentan avances significativos en la 

Restauración del Altar Mayor, también en la restauración de la Anda Tallada y Dorada. La conclusión es que este tipa de trabajo es coordinado entre los 
profesionales a cargo y las personas de la comunidad o alumnos de la escuela taller, en la cual se imparten todos días pautas claves, para el correcto desarrollo de 
las actividades de restauración dada la complejidad y alto valor de cada imagen. Todo esto apoyado por clases teóricas, también fundamentadas estos avances en 
clases de fabricación artesanía tradicionales y de reciclaje. Con respecto a las Obras Complementarias estas presentan un avance del 55%, en septiembre se comenzó 
el montaje de la sobrecubierta temporal del templo, los elementos prefabricados durante los últimos meses se han transportado al templo y se ha concluido su 
habilitación, esto concluye los elementos de soporte principal los cuales se componen de 14 bases de hormigón de tamaño y peso considerable y que requirió el uso 
de una grúa para su manipulación y colocación. $e estima que el montaje de las piezas se concluya durante la primera quincena de octubre. Así se podrá garantizar la 
protección del templo durante la temporada de lluvias y la continuidad de los trabajos al interior del templo. | 


En relación a la Escuela de Taller, decir que no se desarrollaron actividades. Con respecto a Entrono y Comunidad, durante el mes de Septiembre, se continuaron con 
las actividades regulares de entorno y comunicaciones del proyecto, estas enfocadas en guiar el buen funcionamiento del comité del proyecto y comunicar sobre los 
principales avances de la obra de restauración de Tienamar. $e continúa con las actividades de edición del libro de la restauración, con el apoyo del comité editorial 
compuesto por miembros de la comunidad y el equipo de entorno y comunicaciones del proyecto. En la sesión del 8 de Septiembre, se conversó con los asistentes 
sobre las festividades y tradiciones del pueblo de Ticnamar, retomando la temática del taller del mes de Agosto. También durante este mes estuvo marcado también 
por el reinicio de las obras en el templo de Ticanamar y en el taller de arte de Arica, En este sentido el equipo de entorno y comunicaciones ha brindado apoyo en la 
coordinación del registro fotográfico de las Obras. Participación Comunitaria, durante este mes se realizó la sesión ordinaria mensual del comité, esto fue el 
30/09/2020, en esta reunión se informó sobre el avance de las obras, además se hizo entrega al comité del inventario levantado en el templo antiguo de Ticnamar, 
el Taller de Historias y Relatos, se reúne el 08/09/2020 para construir junto con la comunidad los contenidos del libro de la Restauración. En esta sesión se conversó 
con los asistentes en torno las festividades y tradicionales del pueblo, retomando el tema del taller realizado en el mes de Agosto. El taller conto con una asistencia 
total de 11 miembros de la comunidad de Ticanamar, compuesta por adultos mayores y jóvenes. Participación Comunitaria, tras el éxito de la primera Escuela 
Abierta de los proyectos de Belén y Ticnamar, el equipo de participación comunitaria y comunicaciones del proyecto está trabajando en dos nuevas instancias para 
el segundo semestre del 2020. La nueva propuesta está orienta a trabajar junto a la comunidad de Ticnamar en dos ejes temáticos fundamentales para la 
conservación del templo a futuro. La próxima instancia de Escuela Abierta se propone para los días 19,20 y 21 de Octubre, con el objeto de elaborar el diseña de un 
proyecto comunitario de conversación patrimonial. Escuela de Taller, con motivo de ta modalidad de virtual de la escuela de taller de Belén, el equipo de entorno y 
comunicaciones del proyecto apoyo activamente en la difusión y emisión de la primera clase titulada “Como restaurar el adobe. Levantamiento de diagnóstica de 
daños y propuesta”. Llevado a cabo por el monitor Diego Pino el 17/09/2020. 


Finalmente en lo que respecta a Comunicaciones la plataforma WEB www.restauraticnamar.cl sigue siendo el principal canal de comunicaciones de los avances y 
hallazgos del proyecto, por medio de esta plataforma se compartió la convocatoria al taller de historias y relatos de Ticamanar, además de explicar su objetivo y 
| modalidad. Esta plataforma siempre se encuentra en constante actualización de los eventos más relevantes respecto a la Obra de Restauración, Mencionar que 


urante este mes se retomó un régimen regular de registro en obra, esto a cargo de un realizador audiovisual, a atreves de la coordinación del equipo de | 
comunicaciones. 


: E.013 


| 


Mencionar que la Rendición Técnica y Financiera del mes de Septiembre del 2020, fue entregada de 


acuerdo a la resolución N*30 de la Contraloría General de la Republica, con observaciones de tipo 
financiera. 


Saluda atentamente a Ud., 
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40003075-0 [12 Meses| 
Nombre Institución Beneficiaria Fundación Altiplano "Monseñor Salas Valdez" 
SEPTIEMBRE] Nao 


"Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnamar" 


12-11-2019 / Res. Afecta N* 78/2019 
N? 1 (N* 479/2019 del 16/12/2019) 


31/12/2020 


$ 641.452.000, Certificado Core N* 229/2019 del 26/12/2019 


En referencia a la información presentada por parte de Fundación Altiplano, referente a la Rendición de Cuentas Financiera correspondiente al periodo Septiembre del 2020, relacionada con el 
Ordinario N* 138/2020. En referencia al ltern "Trabajos Previos” y su Rendición de Cuentas del mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020). Mencionar que se aprueba casi la totalidad 
de los gastos presentados, esto considerando la asignación presupuestaria disponible. Por dicho motivo desde la liquidación de sueldo de Leoncio Manazanares, la cual se aprueba de manera 
parcial, quedan observados todos los gastos presentados a continuación, esto por fatta de asignación presupuestaria disponible. NOTA: Se observa la mayoria de los Gastos presentados por Falta 
de Asignación Presupuestaria en el ítem, mientras NO se apruebe suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE — DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio 
con Toma de Razón de la Contraloria, no se pueden aumentar ni disminuir ninguno de los lterns del Proyecto. En referencia al [tem “Cimbrado y Apuntalamiento” y su rendición referente al mes 
de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al fte “Implementación del Plan de Manejo Arqueológico” y 
su rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N" 138/2020). Mencionar que no se presentan movimientos durante este periodo. En referencia al tem "Desarmes” y su 
Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N” 138/2020), mencionar que se aprueban todas las partidas presentadas de gastos, las cuales están relacionadas con los Subitem 
Recursos Humanos y Liberación de Revoques de Barro, Arcilla y Pintura. Solo se Observa la Boleta sin día de Emisión, esta es la N' 9767. En referencia al Ítem “Consolidación de Fundaciones” y su 
Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al ten “Reestructuración 
Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contraluertes” y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 [Ordinario N" 138/2020), no se presentan movimientos durante 
dicho periodo. En referencia al ltem “Restitución de la Techumbre del Templo” y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que no ve 
presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al ltem “Intervención en la Torre - Campanario” y su Rendición de Cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 ¡Ordinario N* 
138/2020), mencionar que no se presentan movimientos durante dicho periodo. En referencia al [tem “Terminaciones” y su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 
138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al ftern “Instalaciones e Iluminación del Conjunto Religioso” y su Rendición referente al mes de Septiembre 

del 2020 (Ordinaria N* 138/2020), mencionar que no se presentan partidas de gastos durante dicho periodo. En referencia al [tem "Obras Exteriores” y su Rendición referente al mes de . 
Septiembre del 2020 (Ordinario N" 138/2020), mencionar que no se presenta gastos durante este periodo. En referencia al [tem “Restauración de Bienes Culturales” y su Rendición referente al 
mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), menciona que se aprueba la totalidad de todos los gastos presentados. Los cuales corresponden a los Sub-Ítems Recursos Humanos y 
Conservación de imaginería, esto con fundamento en el Ordinario N* 038/2020, MAT: Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. Iglesia Viegen de la 
Asunción de Tienámar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N* 392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N* 38/2020, relacionado con el glosario de 
complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto "Rest. iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar. Código BIP- 40003075-0. En referencia al tem “Obras Complementarias” y 
su Rendición referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N* 138/2020), mencionar que se aprueba hasta la asignación disponible de la totalidad de todos los gastos presentados, los 
cuales guardan relación con los Sub-ltem “Recursos Humanos” y “Construcción instalación Sobrecubierta Temporal Rollizo y Zinc”. Estó con fundamento en el Ordinario N* 038/2020, MAT: 
Glosario de complementación de perfil para la rendición de cuentas del proyecto: Rest. iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar Y su respuesta y aprobación por medio del Ordinario N* 
392/2020 de fecha 11/03/2020, Mat: Respuesta Ordinario N* 38/2020, relacionado con el glosario de complementación del perfil para la rendición de cuentas del proyecto “Rest. Iglesia Virgen 
de la Asunción de Ticnámar. Código BIP: 40003075-0, NOTA: Se observa la mayoría de los Gastos presentadas por Falta de Asignación Presupuestaria en el Ítern, mientras NO se apruebe 
suplementación de gastos, por parte de DIPILADRE - DIT, el Consejo Regional (CORE) Y se realice la modificación de Convenio con Toma de Razón de la Contraloria, no se pueden aumentar el 
disminuir ninguno delos ltems del Proyecto. En referencia al tem “Personal Administrativo para la Restauración” y su Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 
(Ordinario 138/2020), debemos mencionar que se aprueban la liquidaciones de sueldo presentadas correspondientes a Lucia Otero, Camila Ormeño y Maricel Copa. Estos relacionadas con los 
Sub-Ítem Recursos Humanos y también se aprueban las planillas de pagos relacionadas con Leyes Sociales (AFC CHILE, $15 Y MUTUAL). En referencia al lterm “Gastos Generales” y su Rectificación 
de Rendición de Cuentas correspondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinarios N*138/2020), aseverar que se aprueban casi la totalidad de los gastos presentados en el Sub-ltem Agua, 
Luz y Gastos Oficina, Sub-ftem Combustible y Sub-Ítem Alimentación de Trabajadores. Quedar observadas las facturas N* 2473 Y N' 424, estas por estar en la modalidad Crédito y NO estar 

acreditado su pago [respecto del Sub-ltem Agua, Luz y Gastos de Oficina), Finalmente queda observada la factura N' 32305324, compra sín relación con el objetivo del Sub-ltern (respecto del 
Itern Alimentación de Trabajadores], En referencia al ten “Responsabilidad de Ejecución del 10%” y su Rendició/ corespondiente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N” 138/2020), 
mencionar que no $e presentan movimientos durante presente periodo. En referencia al (tem "Permiso Municibal - de la Intervención” y su Rendición de Cuentas referente al mes de 

q ghstos durante este periodo. 
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DIVISIÓN DE PRESUPUESTO E INVERSIÓN REGIONAL 


[25 de Noviembre 2020 — | 
[—— aooosars0 |] 


Programa "Restauración Iglesia Virgen de la Asunción de Ticnámar" 
Rendición N* 10 / SEPTIEMBRE del 2020 


No Aplica 
No Aplica 


Saldo Inicial 
Sin Movimientos 


Ol 


En referencia al Ítem “Reestructuración Consolidación Restauración de Arcos, Muros y Contrafuertes” y su Rendición de cuentas referente al mes de Septiembre del 2020 (Ordinario N” 138/2020), no se presentan movimientos durante dicho periodo. 
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